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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 325 

8 Ιουνίου 2012 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 2383/86523 

Η Δ/νση Τεχνικών'Εργων Περιφερειακής Ενότητας Τρι¬ 
κάλων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρα¬ 
σία με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστό 
έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και 
του Π.Δ.609/85 και τις λοιπές διατάξεις, όπως αυτές πε¬ 
ριλαμβάνονται στο Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116Α), το Ν. 3852/ 
2010 (ΦΕΚ 87/Τα/7-6-10), την υπ’ αριθμ. απόφαση ένταξης 
Α.Π. 1984/26-4-12/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, την υπ’ αριθμ. 4/ 
3-1-2011 απόφαση Περιφερειάρχη «Ανάθεση άσκησης το¬ 
μέων αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περι¬ 
φερειακής Ενότητας Τρικάλων» και την αρ 467/πρακτικό 
14ο/28-5-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η 
ανάδειξη αναδόχου εργολήπτη κατασκευής του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ 
ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ». 

δαπάνης εργασιών 3.658.536,58 € και Φ.Π.Α. 841.463,42 € το 
οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΕΣΠΑ - ΧΡΗ¬ 
ΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. ΘΕΣΣΑ¬ 
ΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ». 

Η δημοπρασία θα γίνει την 10η του μηνάς ΙΟΥΛΙΟΥ 
2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφοράς) στα Γραφεία της Δ/νση Τεχνικών'Εργων 
Τρικάλων ενώπιον της αρμόδια επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές οι εξής κατηγορίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 3η τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 


νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό 
τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι 
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοι- 
νοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% 
της καλούμενης κατηγορίας. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, σε όσους πριν την 
νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνι¬ 
σμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η διαδικασία μπορεί 
να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το ανώτερο όριο του ποσοστού εκπτώσεως πέραν του 
οποίου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3669/2008 - άρθρο 35 παρ. 2, ορίζεται 
για το παρόν έργο ίσο με ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (12%). 

Για την πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως ισχύουν 
όσα ορίζονται στο Ν. 3669/2008 - άρθρο 35. 

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των υποχρεώσεων του ανα¬ 
δόχου για τις οποίες δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη αμοιβή 
αλλά αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές του τιμο¬ 
λογίου της μελέτης περιλαμβάνονται και η σύνταξη του 
φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) και του Σχεδίου 
Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και η εφαρμογή των σχετι¬ 
κών διατάξεων σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν 

Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
ποσού εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα οκτώ 
ευρώ (70.378,00 €) η οποία θα απευθύνεται προς την 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ή την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 

Β. Δήλωση του Ν.1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέ¬ 
λεστων τμημάτων των εργολαβιών. 

Γ. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση 
της έδρας της Επιχείρησης. 

Δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

Ε. Τα αναφερόμενα στην Λεπτομερή Διακήρυξη Δη¬ 
μοπρασίας στοιχεία. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Δ.Τ.Ε.Π.Ε. 
Τρικάλων 

Ταχ. Δ/νση Β. Τσιτσάνη 31. 

Τ.Κ.: 42100 -Τρίκαλα. 

Αριθμοί Τηλεφώνου: 2431046271/46227 

Τηλεομοιοτυπία (ΡΑΧ): 2431046264 

Ηλεκ/κή Δ/νση (οπιαίΙ): άίγηη@ίπΙ<3ΐ3.ς|ΐ' 

Τρίκαλα, 30 Μαΐου 2012 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 
Αριθμ. 1589 

Ο Δήμος Κάσου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με 
κριτήριο την τεχνικοοικονομικά συμφέρουσα προσφορά 
για την προμήθεια ενός (1) λεωφορείου 20 θέσεων πε¬ 
ρίπου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κάσου 
προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των: 

Α. Η υπ’ αριθμ. 11389 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 
περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ 185/Β/93). 

Β. Ν 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «προμήθειες του Δημοσίου 
Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

Γ. Το Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 226/Α/96) 

Δ. Το Ν. 3463/2006 με τίτλο «Κύρωση του Δημοτικού 
και Κοινοτικού Κώδικα» 

Ε. Εγκύκλιος αρ. 17/20-7-98. 

1. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ιδίων πό¬ 
ρων. 

2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 19η ΙΟΥΝΙΟΥ 
2012 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 το 
μεσημέρι. 

3. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% (πέντε επί 
τοις εκατό) σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού 
προμηθειών Ο.Τ.Α. ήτοι σε ποσό 4.000,00 ευρώ. 

4. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης 
θα βαρύνουν τον Δήμο Κάσου. 

5. Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθύνεστε στα 
Γ ραφεία του Δήμου Κάσου, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες τηλ. 2245041277. 

Κάσος 1 Ιουνίου 2012 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Αριθμ. διακ. 22/2012 

Ο Δήμος Καρπενησιού προκηρύσσει Ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατα- 


κύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την εργασία: 
«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ, ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, ΠΡΟΥΣΟΥ, ΦΟΥΡΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟ¬ 
ΤΑΜΙΑΣ» όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της 
εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης, ενδεικτι¬ 
κού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 109.836,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του Δήμου Καρ¬ 
πενησιού την 19η Ιουνίου έτους 2012 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 09:30 π.μ. (έναρξη) έως 10:00 π.μ. (λήξη) παραλαβής 
προσφορών, στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καρπενησιού,Ύδρας και Καλύμνου, Τ.Κ. 36100. Σε περί¬ 
πτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναλη- 
φθεί την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 την ίδια ώρα. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπή διενέρ¬ 
γειας του διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από τη δια¬ 
κήρυξη στον παραπάνω τόπο και χρόνο, συνταγμένες 
απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές θα δίνονται σε ποσοστό έκπτωσης δια- 
κριτά για τις εργασίες ανά Δημοτική Ενότητα στην τιμή 
του προϋπολογισμού της μελέτης που θα εκφράζεται 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, για κάθε δι- 
αγωνιζόμενο, ορίζεται στο 2% επί του ενδεικτικού προ¬ 
ϋπολογισμού της μελέτης (ήτοι 2.196,72€) για το σύνολο 
των εργασιών σε όλες τις Δ.Ε.. Σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος ανάδοχος ενδιαφέρεται για την εργασία που 
αφορά κάποια Δημοτική Ενότητα ξεχωριστά το ποσό της 
Εγγυητικής συμμετοχής θα είναι: για την Δ.Ε. Δομνίστας 
406,80€, για την Δ.Ε. Κτημενίων 406,80€, για την Δ.Ε. 
Προυσού 569,52€, για την Δ.Ε. Φουρνάς 406,80€ και για 
την Δ.Ε. Ποταμιάς 406,80€ και θα απευθύνεται προς το 
Δήμο Καρπενησιού. 

Στον διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυ¬ 
σικά ή νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που διαθέτουν 
όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (κατάλληλα απορριμμα¬ 
τοφόρο οχήματα συνοδευόμενα από την νόμιμη άδεια 
κυκλοφορίας και ο εκάστοτε οδηγός την αντίστοιχη 
άδεια οδήγησης) για την εκτέλεση των εργασιών. Περισ¬ 
σότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης 
παρέχονται καθημερινά έως την Δευτέρα 18 Ιουνίου στην 
τιμή των 20€ από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσι¬ 
ών του Δήμου Καρπενησιού. (Κεφαλάς Δημήτριος, τηλ. 
2237350000). 

Καρπενήσι, 31 Μαΐου 2012 

Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

Αριθμ. 23096 

Ο Δήμος Εορδαίας, προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφοράς για την 
ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», με 
προϋπολογισμό 95.000 ευρώ. Το έργο είναι κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη 
του διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου 25ης Μαρτίου 
15 Πτολεμαΐδα, μέχρι τις 21-6-2012. 
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3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 

Β. 

4. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2463350110, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2463350110, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Αικατερίνη Κυδώνα. 

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-6-2012, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 
6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 

6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α1, Α2,1η στην κατηγορία ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν 
ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.500 ευρώ και ισχύ 
τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
έξι (6) μήνες. 

8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Προ¬ 
καταβολή δε θα χορηγηθεί. 

9. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρ¬ 
χεται σε 10 ευρώ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή 
των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή. 

Πτολεμάΐδα, 30 Μάΐου 2012 

Η Δήμαρχος 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ 

Αριθμ. 6845 

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού επαναπροκηρύσσει δη¬ 
μόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια 
καυσίμων κίνησης και λιπαντικών» έτους 2012 για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου του, σύμφωνα με 
την 8/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός της μελέτης είναι 120.000 συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Στην ανωτέρω μετά την έκπτωση τιμή θα επιβάλλεται 
κράτηση υπέρ ΤΑΔΚΥ 2 % και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση 
κάθε Υπηρεσίας. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 29/6/2012 ημέρα Παρα¬ 
σκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
Δημοτικό Μέγαρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του της υπ’ 
αριθμ. 11389/23-3-93 απόφ. Υπουργού Εσωτερικών περί 
«Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.» Γ ια την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαι¬ 
τείται εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για 
ποσό αντίστοιχο προς το ποσοστό 5% της αξίας του 
κάθε πακέτου με Φ.Π.Α. για την οποία δίνει προσφορά 
ο διαγωνιζόμενος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των 
όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα έντυπα 


του διαγωνισμού από τον Δήμο (με την καταβολή 5 €) 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσί¬ 
ευση της προκήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας, πληροφορίες τηλ. 2467351323 
Χαλκιά Σταύρο. 

Άργος Ορεστικό, 31 Μάΐου 2012 

Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ 

- ♦ - 

( 6 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 
«ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» 

Αριθμ. Διακ. 4/12 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕ- 
ΜΙΓΚ» διενεργεί Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια- 
χορήγηση συσκευών και οργάνων μετάγγισης. 

Ο προϋπολογισμός είναι € 77.720,00, η ημερομηνία λή¬ 
ξης υποβολής των προσφορών είναι 25-06-2012 και ώρα 
14:00 μ.μ. και το κόστος της διακήρυξης είναι € 15,00. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι το 5% του προϋπολο¬ 
γισμού (προ ΦΠΑ) ή το 5% (προ Φ.Π.Α.) επί των προ- 
σφερόμενων ειδών. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. 
Η παράδοση των προσφορών θα γίνει στη Γραμματεία 
του Νοσοκομείου. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές 
προσφορές. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την δια¬ 
κήρυξη θα δίνονται στο τηλ. 2108038292, ίαχ 2108032225, 
Τμήμα Προμηθειών, 25ης Μαρτίου 14 Μελίσσια Τ.Κ. 
15127. 

Μελίσσια, 21 Μάΐου 2012 

Η Αναπλ. Διοικητής 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

- ♦ - 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

Αριθμ. 5916 

Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού 
του έργου με τίτλο: 

«Προμήθεια Εξοπλισμού και Ανάπτυξη Δημιουργικού 
για το Εκθεσιακό Πρόγραμμα στο Μνημείο/Μουσείο Λίσ- 
σε στο πλαίσιο του έργου «ΙΛ/αΙΙάηρ ϊηΐο 3 ίυίυΓθ οί ηο 
00Γ0ΘΓ3» με ακρωνύμιο έργου \Α/ΙΡ-ΝΒ’» 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής 

(Α.Α.): 

Τηλ.: 2523350144 Ρ3Χ: 2523023043 

Ε-πΐ3ίΙ: ηονΓθΙ<ορ@οΙθηθ1.9Γ 

Διεύθυνση διαδικτύου: νννννν.ηονΓοΚορί.ρΓ 

2. Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την Α.Α.: 

Προμήθεια Εξοπλισμού και Ανάπτυξη Δημιουργικού για 

το Εκθεσιακό Πρόγραμμα στο Μνημείο/Μουσείο Λίσ- 
σε στο πλαίσιο του έργου «νναΙΙάηρ ϊηΐο α ίυίυΓθ οί ηο 
00Γ08Γ5» με ακρωνύμιο έργου \Α/ΙΡ-ΝΒ’» Περιγραφή/αντι- 
κείμενο της σύμβασης: 

Στο πλαίσιο του έργου «ίΛ/θΙΙάηρ ϊηΐο 3 ίυίυΓθ οί ηο 
00Γ0ΘΓ3» προβλέπεται η δημιουργία ενός Μουσείου/Θε- 
ματικού Πάρκου βασισμένου στα κατάλοιπα του Οχυρού 
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Λίσσε. Το Οχυρό βρίσκεται κοντά στα ελληνοβουλγαρικά 
σύνορα, στον ομώνυμο Δήμο του Νομού Δράμας. 

Η δημιουργία του Πάρκου σε συνδυασμό με άλλες δρά¬ 
σεις που θα υλοποιηθούν στο οροπέδιο θα αποτελόσουν 
έναν τουριστικό πόλο έλξης στην ευρύτερη περιοχή. Το 
σημείο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο βρίσκεται κατά 
μήκος του οδικού άξονα Ελλάδας και Βουλγαρίας, κοντά 
στο τελωνείο της Εξοχής. 

Το παρόν έργο αφορά στην προμήθεια του εξοπλισμού 
και των κατασκευών, καθώς και στην ανάπτυξη του δη¬ 
μιουργικού για το εκθεσιακό πρόγραμμα του Μουσείου/ 
Θεματικού Πάρκου των Οχυρών Λίσσε για τις ανάγκες 
του Έργου «ΪΛ/βΙΙάηρ ϊηΐο α ίυΙυΐΌ οί ηο όοΓάθΓε». Το Έργο 
συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ και 15% 
από εθνικούς πόρους. 

3. Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Τοπική Κοινότητα Οχυ¬ 
ρού του Δήμου Κ. Νευροκοπίου 

4. Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο συνολικός προϋπο¬ 
λογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων 
εξήντα οκτώ χιλ. επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ 
(668.775,00=€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

5. Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: 
επτά (7) μήνες 

6. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτού¬ 
νται: 

1. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγω¬ 
νισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της 
οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) πο¬ 
σοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) του έργου. Επιτρέπονται 
προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές 
για μέρος του έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμ¬ 
μετοχής είναι € 33.438,75€ 

2. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται στο 10% 
της συνολικής αξίας της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. και 
κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης. 

3. Η Εγγύηση καλής λειτουργίας θα ανέρχεται στο 2,5% 
της συνολικής αξίας της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 

7. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και 
αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις: 

Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα 
τεύχη του διαγωνισμού. 

8. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονο¬ 
μικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 

- Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα 

- Ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων. 

9. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη - μέλη της 
Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) 
ή στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφω¬ 
νία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελ¬ 
λάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ ΑΊ39) υπό τον όρο ότι η 
σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. - ή σε τρίτες χώρες 
που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή 
έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της 
Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους - μέλους που έχει υπο¬ 


γράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει 
ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική 
τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα 
τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και 
υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη. 

10. Είδος διαδικασίας: Ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός 

11. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικο¬ 
νομικής απόψεως προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που αναφέρονται στην προκήρυξη 

12. Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα 
- τρόπος απόκτησης: Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται 
από την έδρα του Δήμου Αγ. Δημητρίου 23 Κ. Νευροκόπι 
και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε 
με ταχυμεταφορική. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα 
πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία 
των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), για την 
περίπτωση που η Α. Α. θα ήθελε να τους αποστείλει 
τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυ¬ 
τής. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω 
του Διαδικτύου στη διεύθυνση νννννν.ηθνω^ορί.ΟΓ και σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

13. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 19- 
07-2012 

14. Χρόνος διενέργειας: 24-07-2012 

15. Τόπος διενέργειας: Κ. Νευροκόπι 

16. Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνικά. 

17. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 
τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για έξι (6) μήνες 
από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής τους. 

18. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης. Η 
ανάθεση της παρούσας σύμβασης διέπεται από τις δι¬ 
ατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, τις διατάξεις του πδ 
60/2077 “προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με 
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ και 
συναφείς διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. 

19. Λοιπές πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφο¬ 
ρίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην 
Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κ. Νευροκοπίου. Τη¬ 
λέφωνο: 2523350144, Ρεχ: 2523023043, Αρμεν Βασίλειο. 
Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά 
με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευ¬ 
κρινίσεις της Α. Α. επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων 
σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνι¬ 
σμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και 
σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Α. Α. 
(νννννν.ηθνΓοΚορί.ρΓ) Η Α. Α. θα απαντήσει ταυτόχρονα και 
συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητη¬ 
θούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους 
έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο δέκα (10) 
ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για 
την υποβολή των Προσφορών. 

20. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης 
στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης: 1 Ιουνίου 2012. 
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21. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 
31 Μαίου 2012. 

Κ. Νευροκόπι, 18 Μα'ΐου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 97 

Η Οικονομική Επιτροπή της ΠΕ-ΑΜΘ, προκηρύσσει 
ανοικτή δημοπρασία μεταξύ ειδικευμένων εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων με σύστημα υποβολής προσφορών το 
σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 5 του Ν.3669/08 -Κώδικας Δημοσίων 
έργων- όπως αυτός ισχύει, που θα διενεργηθεί στις 3 
Ιουλίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξε- 
ως επιδόσεως προσφορών) στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Ε 
Δράμας. -1ης Ιουλίου 1 - Διοικητήριο 4ος όροφος, για την 
ανάδειξη μειοδότη εργασιών του έργου: 

Επέκταση φωτισμού επί της επαρχ. Οδού Δράμας-Σι- 
δηρονέρου στον οικισμό Πανοράματος και κατασκευή 
πεζοδρομίου μήκους 280μ. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 104.968,40€ 
χωρίς την αναθεώρηση που είναι 3.161,68.€ και το Φ.Π.Α. 
που είναι 24.869,92 €. 

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα έργων ΚΑΠ της 
Π.Ε. Δράμας Προκαταβολή δεν προβλέπεται. 

Επισημαίνεται επίσης ότι επιτρέπεται η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης των επί έλασσον δαπανών, σύμφωνα 
με το άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε 
όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα 
(10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπο¬ 
ρούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού 
και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα 
του διαγωνισμού δεν προσμετράται). Στην δημοπρασία 
γίνονται δεκτές: 1. Κ/Ξ εργοληπτικών επιχειρήσεων: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Οδοποιίας με επιχειρήσεις Α1 τάξης και άνω 
για έργα κατηγορίας Η/Μ και πάντα σύμφωνα με τους 
κανονισμούς περί κατωτάτου ορίου. 

β. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα 


κατηγορίας Οδοποιίας με επιχειρήσεις Η/Μ έργων που 
ανήκουν στα Νομαρχιακά Μητρώα δυναμικότητας με¬ 
γαλύτερης των 25.065,99 € και πάντα σύμφωνα με τους 
κανονισμούς περί κατωτάτου ορίου. 

γ. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε,Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

δ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό 
τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι 
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοι- 
νοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% 
της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 2.099,37 €, πρέπει να 
απευθύνεται στη Περ. ΑΜΘ-Π.Ε. Δράμας και πρέπει να 
ισχύει για έξι μήνες και τριάντα ημέρες από την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλ. τουλάχιστον μέχρι 
της 3-2-2013.0 χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι 
(6) μήνες από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή της Περ. ΑΜΘ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στην Δ.Τ.Ε Π.Ε. Δράμας - Διοικητήριο 4ος όροφος 
γραφείο 406 Γ. Κωτούλα τηλ. 2521351406 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη συμμετοχής στη δημοπρασία μέχρι και τις 28 
Ιουνίου 2012 και ώρα 1:30 μ.μ. από τα γραφεία της Δ.Τ.Ε. 
Π.Ε. Δράμας. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β - 5η βελτίωση. 

Δράμα, 1 Ιουνίου 2012 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
I. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(9) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Αριθμ. 2392/86589 

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Τρικάλων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δήμο- 
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πρασία με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και 
του Π.Δ.609/85 και τις λοιπές διατάξεις, όπως αυτές 
περιλαμβάνονται στο Ν.3669/2008 (ΦΕΚ116Α), το Ν. 3852/ 
2010 (ΦΕΚ 87/Τα/7-6-10), την υπ’ αριθμ. 4/3-1-2011 από¬ 
φαση Περιφερειάρχη «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμο¬ 
διοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής 
Ενότητας Τρικάλων» και την υπ’ αριθμ. 442/ πρακτικό 
14ο /28-5-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Πε¬ 
ριφέρειας Θεσσαλίας, η ανάδειξη αναδόχου εργολήπτη 
κατασκευής του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΚΟΛΦΑΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩ¬ 
ΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ» προϋπολογισμού εργασιών 406.504,07€ 
και Φ.Π.Α. 93.495,93 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 
500.000,00 €, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους 
της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων μέσω του προ¬ 
γράμματος ΚΑΠ 2012 και της υπ’ αριθμ. Δ3β/46/11-Λ/2012 
απόφασης Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 17η του μηνάς ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο¬ 
ράς) στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Τρικάλων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές οι εξής κατηγορίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων: 

1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του Π.Δ.609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύ (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 


Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, σε όσους πριν την 
νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνι¬ 
σμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η διαδικασία μπορεί 
να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το ανώτερο όριο του ποσοστού εκπτώσεως πέραν του 
οποίου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 
πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3263/2004 - άρθρο 4 παρ. 2, ορίζεται για 
το παρόν έργο ίσο με ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (12 %). 

Για την πρόσθετη εγγύηση καλής εκτελέσεως ισχύουν 
όσα ορίζονται στο Ν. 3263/2004 - άρθρο 4. 

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των υποχρεώσεων του ανα¬ 
δόχου για τις οποίες δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη αμοιβή 
αλλά αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές του τιμο¬ 
λογίου της μελέτης περιλαμβάνονται και η σύνταξη του 
φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) και του Σχεδίου 
Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και η εφαρμογή των σχετι¬ 
κών διατάξεων σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν 
Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
ποσού ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΙ ευρώ 
(7.806,00 €), η οποία θα απευθύνεται προς την ΠΕΡΙ¬ 
ΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ή την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕ¬ 
ΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 

Β. Δήλωση του Ν.1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέ¬ 
λεστων τμημάτων των εργολαβιών. 

Γ. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση 
της έδρας της Επιχείρησης. 

Δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

Ε. Τα αναφερόμενα στην Λεπτομερή Διακήρυξη Δη¬ 
μοπρασίας στοιχεία. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Τρικάλων 
Ταχ. Δ/νση Β. Τσιτσάνη 31 
Τ.Κ.: 42100 - Τρίκαλα 

Αριθμοί Τηλεφώνου: 2431351571, 2431351518 
Τηλεομοιοτυπία (ΡΑΧ): 2431046210, 2431046264 
Ηλεκ/κή Δ/νση (οπιαίΙ): 1θθάθΓ9.1πΙ<@ίΙΐθ533ΐγ.9ον.ς)Γ 

Τρίκαλα, 30 Μαΐου 2012 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Αριθμ. 41431 

1. Ο Δήμος Αλεξανδούπολης προκηρύσσει ανοιχτό δι¬ 
αγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ» με προϋπο¬ 
λογισμό 1.355.920,94 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 
763 785,13 € χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 
β) κατηγορία έργων Η/Μ με προϋπολογισμό 293 449,97€ 
χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της τεχνικής υπηρεσί¬ 
ας του Δήμου Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Αλεξ/πολη, μέχρι 
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τις 21-06-2012. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπό¬ 
δειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551064198, ΡΑΧ επικοινω¬ 
νίας 25510 80664, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Πολλουξίδου Ειρήνη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-06-2012 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο του Δημαρχιακού 
καταστήματος Λ. Δημοκρατίας 306 2ος Όροφος (λήξη 
της υποβολής προσφορών) και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 
3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

αΐ. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στις εξής κατηγορίες: 

στην 2η ή 3η ή 4η τάξη για έργα οικοδομικά για επι¬ 
χειρήσεις με έδρα εντός νομού ή 

στην 2η ή 3η τάξη για έργα οικοδομικά για επιχειρήσεις 
με έδρα εκτός νομού 

στην Α2 ή 1η ή 2η ή 3η τάξη για έργα Η/Μ για επιχει¬ 
ρήσεις με έδρα εντός νομού 

στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη για έργα Η/Μ για επιχειρήσεις 
με έδρα εκτός νομού 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) εγγεγραμ¬ 
μένων στην αντίστοιχη τάξη σύμφωνα με τους περιορι¬ 
σμούς που ισχύουν για τα όρια των πτυχίων για εντός 
και εκτός Νομού. 


4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ευρώ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΩΝ (21.144,70 €) και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μη¬ 
νών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
εννιά (9) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΤΠΑ 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανά- 

δοχο μέχρι ποσοστό δέκα πέντε της εκατό (15%) του 
ολικού ποσού της σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ) έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής σύμφωνα 
με τα οριζόμενα το άρθρο 51 του Ν. 3669/2008. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπο¬ 
λης. 

Αλεξανδρούπολη, 31 Μάΐου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

-♦- 
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Αριθμ. 48977/2012 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ειδικός 
Λογαριασμός ΚονδυλίωνΈρευνας προκηρύσσει: 

1. Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογι¬ 
σμού δαπάνης 36.900,00€ 

• ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

8.500,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, (10.455,00 
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την επιλογή αναδόχου/ 
ων προμήθειας «Συσκευή τροποποίησης, ενεργοποίησης 
και καθαρισμού επιφανειών με χρήση πλάσματος αερίων 
(ΡΙαεηηα δυιΐβοβ ΤΓ83ίπΊθηϊ-ΑοΙίν3ΐίοη 3ηό ΘΙθβπίηρ)» 

• ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

5.500,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, (6.765,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την επιλογή αναδόχου/ 
ων προμήθειας «Συσκευή ανάπτυξης επιστρώσεων με 
ελεγχόμενη βύθιση (ϋίρ-Θοβίίηρ)» 

• ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 

16.000,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, 
(19.680,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την επιλο¬ 
γή αναδόχου/ων προμήθειας «Ολοκληρωμένο σύστημα 
ανάπτυξης λεπτών υμενίων με την μέθοδο της ελεγ¬ 
χόμενης περιστροφικής εναπόθεσης (ερίη οοβίίηρ) και 
συσκευή ξήρανσης με θερμαινόμενη πλάκα (03(<β ρΐαΐβ)» 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. 

Η μερική προσφορά επιτρέπεται με την προϋπόθεση 
να καλύπτονται όλα τα είδη της ομάδας για την οποία 
υποβάλλεται η προσφορά. Σε περίπτωση που υποψήφι¬ 
ος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για περισσότερες 
από μία ομάδες θα πρέπει οπωσδήποτε, με ποινή απο- 
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κλεισμού, να υποβάλει ξεχωριστά προσφορά για κάθε 
ομάδα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει 
την προμήθεια για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότε¬ 
ρη ποσότητα και ειδικότερα κατά ποσοστό έως 15% 
για μεγαλύτερη ποσότητα και έως 50% για μικρότερη 
ποσότητα. 

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση των 
υπό προμήθεια ειδών στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ κα¬ 
τόπιν υπόδειξης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η προκήρυξη στάλθηκε προς δημοσίευση στην επίσημη 
εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 1/6/2012. 

2. Διάρκεια του έργου: 3 μήνες από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης μέχρι την παράδοση των υλικών και 
την πιστοποίηση της καλής ποιότητας. 

3. Αναθέτουσα αρχή: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ (ΑΠΘ/ΕΛΚΕ), Πανεπιστημιούπολη 54124 ΘΕΣ¬ 
ΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ. 2310.996754, ΡΑΧ: 2310.853283, ηλεκτρ. δ/ 
νση: νννννν.ΐΌ.αυΙΐΊ.ρΐ', ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ρΐΌουι·@ 
Γο.αυΙό.ρΓ 

4. Σύμβαση: Η σύμβαση που θα υπογράφει με τον ανά- 
δοχο ή τους αναδόχους και αφορά στο σύνολο ή στα 
επιμέρους διακριτά τμήματα των ζητούμενων ειδών. 

5. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφο¬ 
ρών 

(α) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει 
την 13/7/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 

(β) Στην περίπτωση αποστολής (με οποιονδήποτε τρό¬ 
πο) της προσφοράς, αυτή πρέπει να περιέλθει με ευθύνη 
του προσφέροντος και να παραληφθεί, με απόδειξη, 
από το αρμόδιο πρόσωπο μέχρι την 12/7/2012 και ώρα 
14:00 Προσφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν 
έφθασε στην υπηρεσία έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη. 

(γ) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα 
σε δύο (2) αντίγραφα. 

6. Αποσφράγιση των προσφορών 

Α) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημοσία 
κατά την 13/7/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο 
Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ (Γραφείο Λογοθετίδη). 

Β) Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 
και νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης. 

7. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

Α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την 
παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάσταση και 
συντήρηση του υπό προμήθεια εξοπλισμού. 

Β) Ενώσεις προμηθευτών/Κοινοπραξίες που υποβάλ¬ 
λουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους 
που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 της αναλυτικής 
διακήρυξης. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώ¬ 
νονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμέ- 
νου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα 


ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει 
τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η 
λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

8. Εναλλακτικές προσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

9. Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφί¬ 
ους για 6 μήνες, από την ημερομηνία λήξης της υποβο¬ 
λής των προσφορών του διαγωνισμού. 

10. Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγω¬ 
νισμού 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τα 
έγγραφα του διαγωνισμού (διακήρυξη) μέχρι και την 
10/7/2012 και ώρα 12:00 από το Αριστοτέλειο Πανεπι¬ 
στήμιο Θεσσαλονίκης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυ- 
λίων Έρευνας (ΑΠΘ/ΕΛΚΕ), 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπι- 
στημιούπολη 54636 Θεσσαλονίκη, Τ. 2310.996754, ΡΑΧ: 
2310.200392, ηλεκτρ. δ/νση: νννννν.Γο.αυΙό.ρη ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο: ρΐΌουι·@ΐΌ.3υΙΓι.9Γ Γ ια τη λήψη των ως άνω 
εγγράφων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώνουν και 
τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας τους. 

Μπορεί να ζητά συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχε¬ 
τικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού και τους όρους 
της προκήρυξης μέχρι και τις 6/7/2012 από την Φυσι¬ 
κομαθηματική Σχολή, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ, Γραβαλίδη 
Χριστόφορο, τηλ. 2310-998952, βπιαίΙ: 09Γ3ν3@ράγ5ί05. 
3υΙό.9Γ 

Η παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισμού μπορεί 
να γίνεται και με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ύστερα από 
σχετικό εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα του ενδιαφερομέ¬ 
νου και με δικές του δαπάνες. 

Τα έγγραφα του διαγωνισμού (διακήρυξη) είναι επίσης 
διαθέσιμα και στην ηλεκτρονική σελίδα του Αριστοτελεί- 
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Ειδικός Λογαριασμός 
Αξιοποίησης Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών), 
ΙΛΛΛΛΛ/.ΙΌ.βυΙΙ'Ι.ρΐ'. 

11. Εγγύηση συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά 
πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή απο¬ 
κλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% 
επί του ως άνω αναφερόμενου συνολικού προϋπολογι¬ 
σμού, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Σε 
περίπτωση υποβολής μερικής προσφοράς η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής αρκεί να αντιστοιχεί σε ποσοστό 
5% επί της επιμέρους προϋπολογισθείσης δαπάνης, συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, της ομάδας 
για την οποία υποβάλλεται η μερική προσφορά. 

12. Προκήρυξη στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι¬ 
νοτήτων 

Η αποστολή της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευ¬ 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε στις 1/6/2012. 

Θεσσαλονίκη, 31 Μάΐου 2012 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΙΔΟΥ - ΑΝΔΡΕΟΥ 
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